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Datum besluit B&W 4 november 2014 
Onderwerp 

Instemmen met een aanvullend krediet reconstructie Houtmankade 
De gemeenteraad van Amsterdam 

Gezien de voordracht van burgemeester en wethouders van 4 november 2016 (Gemeenteblad afd. 1, 
nr. 466); 

Gelet op artikel 110 van de Gemeentewet; 

Mede gezien de aangenomen motie van de raadsleden: de heer Vroege, mevrouw Alberts en de heer 
Torn (Gemeenteblad afd. 1, nr. 510), 

Besluit: 

akkoord te gaan met het aanvullend uitvoeringskrediet reconstructie Houtmankade van 250.000 euro 
met als belangrijkste uitgangspunten: 

a. tegenvallers 

i. hogere bouwkosten van 305.000,- euro door de noodzaak om uit veiligheidsoogpunt de slagbomen 
aan te passen bij de twee bruggen in de Houtmankade ten gevolge van de aanleg van een twee- 
richtingsfietspad; 

ii. hogere proces- en engineeringkosten van 325.000,- euro; 

b. meevallers 

i. toepassing van een eenvoudigere asfaltconstructie waardoor er een besparing van 235.000,- euro 
wordt gerealiseerd binnen de projectscope; 

ii. het vervallen van de boomvoorzieningen binnen de projectscope omdat dit wordt opgepakt door 
het stadsdeel, waardoor er 145.000,- euro vrijvalt; 

c. dekking 

i. vrijvallende middelen uit de meevallers worden ingezet binnen huidige projectscope; 

ii. de dekking van het aanvullend budget van 250.000,- euro wordt betrokken bij de Jaarrekening 
2015 ten laste van af te sluiten kredieten; 

iii. additionele dekking van Stadsregio Amsterdam voor de aanpassing van het fietspad is mogelijk, 
waardoor bijdrage gemeente in dat geval lager wordt; 

Aldus besloten door de gemeenteraad voornoemd 
in zijn vergadering op 2 juni 2016. 

De plv. voorzitter 

E.Ünver 

De raadsgriffier 

mr. M. Pe 
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